पोलीस ठाणे, दींद्रुड, ता. माजलगांव, जि. 
बीड, ची इमारत व आवारातील निवासस्थाने 
यांना कुंपण भिंत बांधणे आणि आवारात 
अंतर्गत काँक्रिट रस्ते व नाली बांधणे, या 
कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पोप्रमा-०९१६/प्र.क्र.६४४/पोल-७ 
२रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०१६. 


वाचा :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमंस/ 
२७-बी/ २८-बी-२/ पो.स्टे. दींद्रुड-निवा. संरक्षण-भिंत/ १२२/ २०१६ 
उपविपोअ-आष्टी-बीड/ २४०/ २०१३, दिनांक ०२.०४.२०१६ 


शासन निर्णय 


पोलीस ठाणे, दींद्रुड, ता. माजलगांव, जि. बीड, ची इमारत व आवारातील 


निवासस्थाने यांना कुंपण भिंत बांधणे आणि आवारात अंतर्गत काँक्रिट रस्ते व नाली बांधणे, 
या कामांसाठी रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लाख फक्त) इतक्या खर्चाच्या पुढील 
अंदाजपत्रकास, खालील अटींच्या अधीन राहून, याव्दारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे:- 


अ.क्र 


कामाचे वर्णन अंदाजित खर्च 


१ 


पोलीस ठाणे, दींद्रुड च्या इमारतीला संरक्षण भिंत बांधणे रू.२१.०४ लाख 
व आवारात अंतर्गत काँक्रिट रस्ते बांधणे 


पोलीस ठाणे, दींद्रुड च्या आवारात अंतर्गत नाली बांधणे । रू.१७.९७ लाख 


पोलीस ठाणे, दींद्रुड, येथील शासकीय निवासस्थानांना रू.१०.९९ लाख 
कुंपण भिंत बांधणे 


रु. ५०.०० लाख 


सदर कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करु नये. 
काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी झासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र. 
इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क., दिनांक १० जानेवारी २०१४, मध्ये उल्लेख 
करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा-०९१६/प्र.क्र.६४४/पोल-७9 


२. सदर बांधकामाचा निधी लेखाशीर्ष “मागणी क्र. बी-१० मुख्यळेखाशीर्ष, ४०७०, इतर 
प्रशासकीय सेवांवरील भांडवली खर्च, (००) ८०० इतर खर्च (००) (०५) महाराष्ट्र राज्य 
पोलीस गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे (४०७० ०१५१) (योजनांतर्गत), ५३ मोठी बांधकामे” 
या लेखाज्रीर्षाखाली खर्ची टाकून तो चालू वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५, सोबतच्या परिशिष्टातीलळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिला, उप-विभाग-पाच, अनुक्रमांक-१, अनुसार प्रशासनिक विभाग या 
नात्याने गृह विभागास प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१२२०१७१९०९८६२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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( स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 
पोलीस अधीक्षक, बीड जिल्हा, बीड. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
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प्रत, 


Ee) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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